नगरोत्थान महाभियान सिंदेवाही लोणवाही 
शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- नगरो-२०२४/प्र.क्र.१७४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ जून, २०२४ 


संदर्भ :- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक १६ मार्च, २०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सिंदेवाही-ळोणवाही शहराच्या पाणीपुरवठा 


प्रकल्पास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
पृष्ठ क्रमांक २ व ३ मधील प्रकल्पातील उपांगे, त्यांच्या किंमतीचे विवरणपत्र आणि वित्तीय आकृतीबंध 


यासंदर्भात संदर्भाधिन शासन निर्णयातील dean ऐवजी उपांगे, त्यांचे किंमतीचे विवरणपत्र आणि वित्तीय 


आकृतीबंध बाबत खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


र. Sub Work Amount in Rs 
1 Working Survey 200000 
2 Jack Well with Overhead Pump House (8m dia 18.90 m Deep) 12599852 
3 Raw Water Pumping Machinery Jack Well to Proposed BPT (150 HP 2 Sets 12068546 
VT Pumps Q=297943 H=85 m) 
4 Approach Bridge Length 600 m & Width 4.0 m with Approach Road Length 57996220 
200 m & Width 4.0 m. 
5 Raw Water Rising Main L = 11610 m (350 mm DI 1९ 9, L=11610 mm) 82218483 
| 6 | Proposed BPT (Capacity 1.00 LL, St. Ht. 16.50 M) 4497130 
7 Raw Water Gravity Main (300mm to 400 DI K7,Total Length = 8910 M) 57745513 
ea Conventional WTP (Capacity 6.50 MLD) 40417812 
Ea Pure Water Pumping Machinery Proposed WTP to MBR (60HP 2 Sets VT 5095077 
Pumps Q-279322 H=33M) 
10 Pure Water Rising Main (350 mm dia K9, L = 50M) 391189 
11 Pure Water Gravity Main (80mm to 400 DI K7,Total Length = 7342 M) 34903292 
12 MBR & ESR's (Proposed ESR 5 No.) 48431339 
13 Distribution System (110 to 250 mm HDPE PIPE 6 KG/CM2 Length 63519 98531196 
m & 300 mm DI K7 Length =1554 m, Total length 65073 m) 
14 Road Reinstating RCC 71224287 
15 Flow Meter 3017183 
16 SCADA & Automation System 10490681 
17 Miscellaneous Works 3409468 
Total cost of 'A' 543237268 
PART B 
1 Probable Expenditure for Express Feeder for HW as per Estimate Received 28405351 
from MSEDCL 
1.3% Supervision charges 369269 
2 Probable Expenditure for Express Feeder for WTP as per Estimate Received 8066898 
from MSEDCL 
1.3% Supervision charges 104869 
Total cost of 'B' 36946387 
Total Net Cost of Scheme Without GST (A + B) 580183655 
18% GST on Total Cost 104433058 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२४/प्र.क्र.१७४/नवि-३३ 


. Sub Work Amount in Rs 
1 % TS Charges 5801837 
PMC Charges 9935000 
Total Gross Cost 700353549 
Say Rs. 70.04 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांकापासून १८ 
महिने 


०२. सिंदेवाही लोणवाही नगरपंचायतचा पाणी पुरवठा प्रकल्प वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील:- 


राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय । नागरी स्थानिक स्वराज्य 
का नागरी स्थानिक योजनेची च्या र een 
अ कनान मंजूर किंमत अनुदान (प्रकल संस्थेचा सहभाग (Whe 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या 
९५%) किंमतीच्या ०५%) 
| a | 2 3 8 
a सिदेवाही लोणवाही | रु. ७०.०४ रु. ६६.५४ रु. ३.५० 
नगरपंचायत कोटी कोटी कोटी 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०६१११३२१०९५८२५ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
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(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, नगर विकास विभाग 


१ 

२ 

३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२), मंत्रालय, मुंबई. 


८. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 


९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


qo. 


आयुक्‍त तथा VAs, नगरपरिषद प्रशासन Cassa, वरळी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२४/प्र.क्र.१७४/नवि-३३ 


११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 


विभागीय आयुक्त, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागपूर. 


जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर. 
मुख्याधिकारी, सिंदेवाही-लोणवाही नगरपंचायत. 
निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


